 De 7 ani, statul nu e in stare se termine o centura de nici 7 km Solutia lui Cuc: Spectacol pe santier si o noua amanare Ads Actualitate Politic Business Sport Life Show Login Arhiva Economie infrastructura De 7 ani, statul nu e in stare se termine o centura de nici 7 km Solutia lui Cuc: Spectacol pe santier si o noua amanare Autor: Gabriel Kolbay Miercuri, 22 Mai 2019, ora 07:44 18098 citiri Desi trebuia terminata inca din 2013, centura Tecuciului (oras din judetul Galati) risca sa ramana doar in stadiul de santier inca multa vreme de aici incolo Motivul: in loc sa gaseasca o solutie pentru accelerarea lucrarilor la aceasta sosea, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a ales sa-l trimita acasa pe constructor, amanand astfel pe termen nedeterminat finalizarea drumului Orasul Tecuci are deja o portiune de sosea care joaca rol de centura, in partea de nord-vest In consecinta, capatul de drum aflat acum in lucru nu va trebui sa fie atat de lung incat sa inconjoare orasul, ca o adevarata sosea de centura completa In schimb, va fi suficient ca aceasta noua portiune sosea sa margineasca Tecuciul in sud si vest, pentru a prelua parte din traficul greu din zona Cu alte cuvinte, noua portiune de centura se va intinde pe numai 6,9 kilometri si va avea o singura banda de mers pe sens, 10 podete, 2 pasaje peste calea ferata si 3 intersectii Potrivit estimarilor Companiei de Drumuri, un astfel de tronson de sosea se poate construi, fara probleme, intr-un singur an In aceste conditii, intrebarea este: de ce la Tecuci drumul, inceput in urma cu nu mai putin de 7 ani, a fost construit abia pe jumatate? Amanari, scumpiri si rezilieri Munca, ioc! Inca din 2012 Compania de Drumuri i-a contractat pe portughezii de la Sociedade de Construcoes Soares Da Costa pentru a construi, pana in 2013, cei aproape 6,9 kilometri de centura din sud-vestul Tecuciului Pentru contract portughezii urmau sa primeasca 49 de milioane de lei Ads In anul urmator, insa, dupa ce lucrarile fusesera realizate doar in proportie de 14,7%, contractul cu portughezii a fost reziliat O vreme, asupra santierului s-a asternut linistea In 2014, Compania de Drumuri a lansat o noua licitatie pentru centura Tecuciului Cu toate astea, abia peste inca un an, in 2015, a reusit sa si contracteze, in sfarsit, un nou constructor Anume, asocierea formata din SC Eurocogen filiala Aninoasa SRL, Aleandri Spa si Pasquale Alo SRL Desi lucrarea era deja inceputa, aceasta asociere urma sa primeasca o suma cu 2 milioane de lei mai mare decat constructorul precedent Numai sa se apuce de treaba si sa termine de construit soseaua! Asocierea a inceput lucrul, dar n-a trecut mult pana au aparut neintelegerile cu Compania de Drumuri Mai exact, Compania le reprosa privatilor ca nu muncesc suficient In replica, acestia sustineau ca nici sa vrea n-ar putea face mai mult, cate vreme Compania nu le elibereaza amplasamentul (adica nu muta retelele de gaz din santier si nu ii expropriaza pe toti tecucenii pe ale caror terenuri urma sa se construiasca drumul - n red ) Ads Cu toate aceste probleme, lucrarile au mers greu In consecinta, soseaua - care, in baza noului contract, trebuia terminata in 2016 - n-a fost gata nici in 2017 si nici in 2018 In cele din urma, Compania de Drumuri a anuntat ca lucrarile se vor incheia in iunie 2019 Apoi a revenit, mutand termenul de finalizare in luna decembrie a acestui an Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, anunta, in urma cu numai cateva luni, ca soseaua de centura a Tecuciului va fi, in sfarsit, finalizata, in 2019 Din pacate, e limpede ca lucrurile nu stau deloc asa Motivul: ajuns duminica trecuta pe santier, la Tecuci, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a rupt, in fata presei, contractul incheiat , in 2015, intre CNAIR si asocierea Eurocogen - Aleandri Spa - Pasquale Alo Srl Iar asta inseamna ca, momentan, nici macar nu mai are cine lucra la centura Tecuciului Ads Stadiul lucrarilor la centura Tecuciului, intr-o filmare recenta cu drona, realizata de Asociatia Pro Infrastructura Sursa video: Youtube De ce trimite statul constructorii acasa si cine trage ponoasele Purtatorul de cuvant al Companiei de Drumuri, Alin Serbanescu, a declarat pentru Ziare com ca rezilierea contractului cu asocierea Eurocogen - Aleandri Spa - Pasquale Alo Srl a fost justificata "Pe fond, constructorul nu a avut chef de munca de la inceput A participat la licitatie crezand ca se descurca si ca va gasi niste motive sa scoata bani degeaba A intins termenele cat mai mult, desi avea front de lucru Intre timp, materialele s-au scumpit Mana de lucru s-a scumpit Si la un moment dat, constructorul s-a blocat Ads Ca atare, a facut cam tot ce face genul asta de constructor A oprit si bruma de lucrari inceputa si a asteptat sa le reziliem contractul" , a precizat Alin Serbanescu Din documentele CNAIR, situatia pare, insa, putin mai nuantata Mai exact, intr-o situatie a lucrarilor in derulare postata pe site-ul propriu, chiar Compania mentioneaza ca - dupa 7 ani - pe santierul centurii Tecuciului n-au fost inca deviate toate tevile de gaz din zonele in care ar trebui sa se construiasca In plus, mai sunt tecuceni care trebuie expropriati astfel incat sa se poata lucra la sosea Foto: Site CNAIR/Sitatia lucrarilor in derulare Cu alte cuvinte - chiar daca nici constructorii de pana acum n-au fost tocmai harnici si nici disciplinati - e limpede ca nici statul n-a asigurat toate conditiile necesare pentru constructia centurii Tecuciului Mai multe despre blocajele care au impiedicat constructia soselei a explicat pentru Ziare com directorul executiv al Asociatiei Pro Infrastructura (API), Ionut Ciurea Ads "La fel ca si in cazul altor proiecte si aici s-a lucrat ca la romani Proiectul initial n-a fost intocmit asa cum trebuie, asa ca ulterior s-a decis ca drumul va trebui sa treaca putin mai la dreapta, apoi putin mai la stanga Asa ca a fost nevoie de exproprieri suplimentare In mod normal, Compania de Drumuri se ocupa de aceste exproprieri Sigur - in functie de modul in care se redacteaza contractul - de aceste exproprieri se mai poate ocupa si un privat, fie el un consultant sau chiar constructorul soselei Dar oricum ar fi, insa, statul trebuie sa se implice in exproprieri Altfel nu se poate! Privatul isi strange documentele necesare, dar mai mult de atat ce sa faca: sa isi dea singur hotarare de guvern (necesara pentru exproprieri -n red )? Nu, n-o poate face! Iar cum noi inca asteptam hotarari de guvern pentru exproprieri, despre ce eficienta mai vorbim? Sigur ca e posibil ca privatul sa nu isi fi facut parte din treaba, iar acest lucru i se poate imputa Dar nici statul n-a facut tot ce trebuia! Iar asta e doar una dintre probleme Cand nu faci exproprierile cum trebuie, nu poti nici sa muti la timp utilitatile de pe aliniamentul (din calea -n red ) drumului E simplu: sa spunem ca ai de mutat un stalp Unde-l duci? La 50 de metri mai incolo, pe pamantul lui nea Gheorghe Dar nea Gherghe trebuie expropriat, altfel nu accepta stalpul pe terenul lui Iar cu cat intarzii, cu atat mai multe probleme creezi De altfel, e foarte clar ca nici pana la ora actuala teava Transgaz n-a fost mutata, de pe santierul Centurii Tecuci Ce alte dovezi ne mai trebuie ca acolo problemele nu sunt rezolvate?" , a explicat pentru Ziare com Ionut Ciurea Cand se vor finalza lucrarile la centura Tecuciului? E greu de spus Inainte de toate, faptul ca ministrul Cuc a rupt niste hartii pe santier nu inseamna, de fapt, ca a fost reziliat contractul cu constructorul Aceasta reziliere este o procedura complexa, pe care va trebui sa o duca la capat CNAIR, in urmatoarea luna Ulterior, tot Compania de Drumuri va trebui sa organizeze o licitatie pentru a selecta un nou constructor In cazul in care licitatia va fi contestata, e posibil sa treaca luni bune (sau chiar mai mult de un an) pana cand cineva sa se apuce, din nou, de lucru la sosea "Acesta e un lucru pe care ministrul Transporturilor nu-l spune: e usor sa iti flexezi muschii si sa rupi un contract Insa dureaza sa gasesti un nou constructor De aceea, mult mai de folos ar fi ca statul sa isi faca treaba, iar privatul sa poata lucra Daca statul n-o face, apar si alte probleme In cazul nostru, spre exemplu, cum pe santier sunt probleme cu exproprierile si relocarile de utilitati, constructorul va da statul in judecata De ce n-ar face-o, de vreme ce nu i s-a eliberat complet amplasamentul, in atatia ani, ca sa poata lucra? In aceste conditii, constructul are sanse mari sa castige despagubiri, in instanta Si ia ghiciti de unde vor veni banii pentru despagubiri? Din buzunarele celor care nu si-au facut treaba si n-au rezolvat birocratia la centura Tecuciului? Nu! Banii de despagubiri vor veni din buzunarele noastre, ale tuturor!" , a mai spus Ionut Ciurea Cu alte cuvinte, dupa 7 ani de neputinta administrativa si dupa unul dintre deja obisnuitele spectacole ale lui Razvan Cuc, romanii s-au ales cu un drum impracticabil - construit abia pe jumatate - si cu riscul de a-i achita despagubiri constructorului trimis acasa Ads Scrie pe Ziare Com Citeste si: Ultimatum pentru centura „rușinii” Proiectul care bate pasul pe loc de 13 ani va fi monitorizat cu drone VIDEO Centura Tecuci, lucrare care trenează de 13 ani şi despre care ministrul Transporturilor spunea recent că este ”de Cartea Recordurilor”, este de marţi, 7 noiembrie, monitorizată cu drone Prima lucrare de infrastructură din România monitorizată cu drone: "Zici că e centura Parisului" Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, sâmbătă, 4 decembrie, la Galaţi, că a aflat o informaţie ”de Cartea Recordurilor”, respectiv că de 13 ani se lucrează la Centura # reziliere contract Centura Tecuci Razvan Cuc , # centura Tecuci lucrari , # Razvan Cuc contract rupt Centura Tecuci Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News Sursa: Ziare com Comentarii barabula Click pentru a vedea sistemul de punctaj "> rank 5 un contract comercial nu poate fi pur si simplu rupt decat pentru circ in fata votantilor naivi care nu stiu ce Vezi tot florescujohn Click pentru a vedea sistemul de punctaj "> rank 3 Teatru ieftin Mai degraba cred ca era pe cimp si nu avea hirtie higienica La situatia actuala care e in Vezi tot Vezi toate comentariile (11) Adauga comentariu Parteneri Ziare Com Adevarul ro Diana Sosoaca, scandal cu jurnalistii Rai Uno Sotul senatoarei, cercetat pentru ultraj TelekomSport ro Un nou tun de ULTIMA ORA dat de FCSB Becali face SHOW total pe piata transferurilor si aduce unul dintre cei mai in forma jucatori din Liga I ObservatorNews ro "De ce sa traga, e criminal? A omorat oameni?" Familia soferului fugar din Tulcea il apara, desi un copil de 13 ani a cazut victima nevinovata Ads Top stiri din Business Lacăt pe ușa operatorilor economici care încalcă repetat măsurile anti-COVID Legea a fost promulgată de președinte Salariul mediu net a crescut în octombrie cu 27 lei comparativ cu luna precedentă Top trei produse care i-au ars pe români la buzunare: s-au scumpit și cu 50% Care este singura ieftinire Rata anuală a inflaţiei a coborât ușor în luna noiembrie Se menține însă la o valoare extrem de ridicată Bitcoin a revenit duminică la valoarea de peste 50 000 de dolari pe unitate Ce sunt și cum sunt clasificate dividendele Motivul pentru care companiile mari pot fi printre cei mai buni plătitori Toate stirile din Business Ads Ads Urmărește-ne pe: Banii tai Afaceri Bani Preturi Taxe Impozite Locuri de munca Casa Auto Internet si Tehnologie Fonduri Economie Mediu Elon Musk Mugur Isarescu Anca Dragu Paliu Bogdan Olteanu Achim Irimescu Sebastian Vladescu Florin Georgescu Aura Carmen Raducu Apple Volkswagen Constantin Stroe Abonare breaking news Toggle Abonare la stiri din Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Dark mode Toggle Mareste fontul Comunitate Platforma pentru solutionarea litigiilor Sitemap Termeni si conditii Politica de confidentialitate Politica de cookie Setari confidentialitate Contact Urmareste-ne pe: Aboneaza-te la notificarile Ziare com: Breaking News Toggle Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Nu multumesc! Ok, ma abonez! Pentru a va abona la notificarile Ziare Com apasati butonul de sus Allow sau Permite &times; Orase selectate: Selecteaza si alte orase de mai jos Inchide Salveaza &times; Login Username: Parola: Mi-am uitat parola Creeaza cont &times; Reguli de votare 1 S-a mai votat de pe acest ip - La multe companii, la dispozitia angajatilor este pusa o singura adresa de ip Este posibil ca un coleg de-al dvs sa fi votat deja acest comentariu In aceste conditii, exista o solutie pentru a putea vota: va faceti un cont, deveniti membru al comunitatii Ziare com si votati, logat, orice comentariu doriti 2 Vreti sa votati propriul comentariu - Pentru o evaluare cat mai obiectiva a comentariilor, cei care posteaza nu-si pot vota propriul comentariu Inchide 